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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 366 

27 Ιουνίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 9383 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 
ανάδοχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ “ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ” ΚΑΙ “ΓΩΝΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕ¬ 
ΝΙΤΣΑΣ» με το σύστημα «Σύστημα προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, εκτελεστικού του ν. 1418/1984 
και του ν. 3263/2004, προϋπολογισμού κατά την μελέτη 
410,530,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.7.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, οδός Σουλίου 
3, στην Ηγουμενίτσα. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ή Κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων που διαθέτουν πτυχία Α1 τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 τάξης και άνω για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
Α3 τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 τάξη και 
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ισχύοντα τα κατώτατα 
όρια του ν. 2940/2001 και των σχετικών αποφάσεων 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί επανακαθορισμού ορίων προϋ¬ 
πολογισμού έργων τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ». 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό 
οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγρά- 
φονται λεπτομερώς στη διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 6.767,00 €, με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ, 
Τραπεζών κ.λπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985, που θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ηγουμενίτσας. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από 
πιστώσεις του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006 με συγχρημα- 
τοδότηση κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από 
εθνικούς πόρους. 

Η διάθεση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπρά- 
τησης θα γίνεται μέχρι και τις 10.7.2008 και οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι για την προμήθεια αυτών και για κάθε σχετική 


πληροφορία θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, οδός Σουλίου 3 
(3ος όροφος), Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, τηλ. 2665025691 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ηγουμενίτσα, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

Αριθμ. 11480/888 

1. Ο Δήμαρχος Εχεδώρου, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων παλαιού Δημαρχείου Ν. Μαγνησίας 
για χρήσεις κοινωνικής μέριμνας», Αρ. Μελέτης 56/2007, 
με προϋπολογισμό 393.820,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από το κατάστημα των Μπαχτσε- 
βατζόγλου Π. - Κοπεσίδης Γ. Ο.Ε., οδός Ανδρέα Παπαν- 
δρέου στη Σίνδο (έναντι ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), τηλ. 2310 - 
795327 και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από 
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Σίνδο, Πλατεία 
Δημοκρατίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, έως 
και την 10.7.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231-0586830 εσωτ. 250, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 231-0586845, αρμόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία η Παπαδοπούλου Μελανία Μηχανικός Τ.Ε.. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 15.7.2008 και ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ.. Το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

Α) εντός Νομού στην Α2, 1η, 2η, τάξη του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2, 1η, 2η, 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 
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Β) εκτός νομού στην Α2, 1η, 2η, τάξη του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2,1η τάξη 
του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΩΝ. 

β Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.ΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων: 

Α) Εντός νομού στην Α2,1η, 2η, τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1, Α2,1η, 2η, 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 

Β) Εκτός νομού στην Α2,1η, 2η, τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1, Α2,1η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.510,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ (κωδ. 28194) με το ποσό των 163.820,00 Ευρώ και 
από ιδίους Πόρους του Δήμου. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Εχεδώρου. 

Σίνδος, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 3483/48872 

1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση 
και εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης, κυκλοφορια- 
κών κόμβων στο Ε.Ο.Δ., αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας 
Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 160.000 Ευρώ. 
Το έργο ανήκει αποκλειστικό στην κατηγορία εργασι¬ 
ών Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 134.041,94 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στη 
διεύθυνση Γαληνού 4, Λάρισα, μέχρι την Πέμπτη, 10.7.2008. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από το υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 534021, φαξ επικοι¬ 
νωνίας 2410 532445. αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Θεόδ. Τζιομάκας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Αν για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν 
κατατεθεί καμία οικονομική προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης Α2 και 
άνω με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων στην 
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.681 Ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής τους. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους της 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Λάρισα, 19 Ιουνίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 53049 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην δι¬ 
ενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μου- 
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σικού υλικού και συγκεκριμένα εξήντα (60) αναλογίων για 
τη Συμφωνική Ορχήστρα, σαράντα πέντε (45) αναλογίων 
για τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και δεκάξι (16) αναλογίων 
για το Παραδοσιακό Συγκρότημα και ενός (1) αναλογίου 
μαέστρου για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Διεύθυνσης 
Μουσικών Δραστηριοτήτων, π.δ. 6.116,60 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου και του Φ.Π.Α. 19% καλεί τους ενδιαφερομένους 
να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 46, 3ος όρο¬ 
φος, γραφ. 332) την 8.7.2008 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 9.30 και ώρα λήξης 9.45. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 11.7.2008 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 9.30. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 15.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυν¬ 
ση Μουσικών Δραστηριοτήτων Βοσδίκη Αικατερίνη, 
τηλ. 2310 538440/491, οδός Κουντουριώτου 17, Γραφείο 
Τμήματος Δημοτικών Μουσικών Δραστηριοτήτων (6ος 
όροφος) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 9.7.2008 ώρα 8.00-8.15. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 20082 

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα «επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 
4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 609/1985, όπως ισχύουν σήμερα, για την 
ανάδειξη του μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004 και 3481/2006, για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩΦΕΡΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ» δαπάνης κατά τον προϋπολογισμό 300.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού στις 15.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη 
παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Νέας 
Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, προσερχόμενοι, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να λάβουν γνώση των 
σχετικών τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν τα 
αντίστοιχα τεύχη έναντι, του ποσού των τριάντα ευρώ 
(20 €), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιω¬ 
νίας, Αγ. Γ εωργίου 40 και Αντλιοστασίου, τηλ. 210-27 93 
903, το αργότερο μέχρι και Πέμπτη 10.7.2008. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 


ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «Οδοποιίας». 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα 
οκτώ ευρώ (4.948.20 €), ίση προς το 2% του Προϋπολογι¬ 
σμού Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και του π.δ/τος 609/1985 (άρθρο 23, παρ. 1 και άρθρο 
27 παρ. 6). Η ως άνω εγγύηση θα κατατεθεί είτε με 
εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή μιας Τράπεζας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε με γραμμάτιο σύστα¬ 
σης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Η εγγύηση θα παρέχεται για το συγκεκριμένο 
έργο και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Ν. Ιωνία, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχικής Επιτροπής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 53160/3522 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 
11.7.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00-12.30 στο Κε¬ 
ντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βενιζέλου 45, 3ος όρο¬ 
φος, γρ. 303), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα 
γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τι- 




5780 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


μολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου (πλάκες 
πεζοδρομίου - κράσπεδα) π.δ. 106.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 18.7.2008 και ώρα 9.00. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 25.7.2008 και ώρα 9.30 στο γραφείο 304, από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με 
την εμπορία ή παραγωγή του δημοπρατούμενου είδους, 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο 
κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή σε εγγυητική επιστολή 10μηνης ισχύος από αναγνω¬ 
ρισμένη Τ ράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και τη σχετική δια¬ 
κήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Οδοποιίας του Δ.Θ., 
οδός Παπαρρηγοπούλου 7, 3ος όροφος, γραφείο 305 
τηλ. 2310/530322, εσωτ. 137, αρμόδια Ουρ. Κατσίκα, όλες 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποια¬ 
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορί¬ 
ζεται η 14.7.2008 και ώρα 8.30-9.00. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 

Αριθμ. 19128 

Ο Δήμαρχος Συκεών Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι 
διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανά- 
δοχου με σύστημα «προσφοράς επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών βάση 
του άρθρου παρ. 4.β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, με συμπλήρωση εντύπου προσφοράς 
της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑ¬ 
ΞΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝ», αρ. μελέτης 08/2008. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε 238.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 
Γ.Ε. και Ο.Ε., των απρόβλεπτων δαπανών, αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α.. 

Εξ αυτών ποσόν 194.322,40 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και των απρόβλεπτων δαπανών), ποσόν 5.677,60 Ευρώ 
την αναθεώρηση και ποσόν 38,000,00 Ευρώ τον Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικών 
Πόρων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 
137 Α724.8.1993). 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την «ΠΕΡΙΦΡΑ¬ 
ΞΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ». 

Για τα πρόσθετα εκτός των Νέων Αναλυτικών Τιμο- 
λογίων άρθρο, υπάρχει παράρτημα της Τ.Σ.Υ.. 


Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 
15.7.2008 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 10.00 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο Δήμο Συκεών στην οδό 
Λεχώβου 4, Θεσσαλονίκη, Κτίριο Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών (αίθουσα Δημοπρασιών). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 15.7.2008 
ημέρα Τρίτη. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 30.6.208 ημέρα Δευτέρα. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμέ- 
νη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν 
στις τάξεις Α2, 1η και 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας, 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή Εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ορίζεται εγγύηση συμμετοχής ίση προς 2% (3.886,45 €) 
του προϋπολογισμού της μελέτης με ανάλογη στρογγύ- 
λευση όπου σε συμμετέχοντες θα παρέχουν εγγύηση 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το 
υπέρ αυτών δικαίωμα της δίζησης και διαίρεσης που θα 
παρέχεται με ισόποση εγγυητική επιστολή ή γραμμάτια 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Χρεόγρα¬ 
φα κ.λπ. όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. 

Η ανοιχτή δημοπρασία θα γίνει στο Κτίριο της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αίθουσα Δημοπρασιών), 
από την Επιτροπή Διαγωνισμών στις 15.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφορών). 

Λεπτομέρειες της μελέτης, των όρων διακήρυξης, 
των τευχών δημοπράτησης και τα έντυπα προσφοράς 
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Συκεών 
(οδός Λεχώβου 4, κτίριο Δ.Τ.Υ.). 

Τα παραπάνω τεύχη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πάρουν μέχρι και την Πέμπτη 10.7.2008 από 8.30 π.μ. 
έως 14.00 μ.μ. από τον Θεολόγου Γεώργιο Μηχανικό 
της Δ.Τ.Υ Δ.Σ. Τηλ: 2313 313-322. 

Συκιές, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
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( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ. 2591 

Ο Δήμαρχος Μακρυχωρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης 238.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 197.113,89 Ευρώ 
για αναθεώρηση 2.886,11 Ευρώ, για Φ.Π.Α. 38.000,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 22.7.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Τρίτη 29.7.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ.7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.945,00 Ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευή τουΈργου Προϊστάμενη Αρχή είναι 
ο Δήμος Μακρυχωρίου με έδρα το Μακρυχώρι Λάρισας, 
ταχ. κωδ. 40004 τηλ 2495350409 ίαχ 24950-22410 όπου ο, 
διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους 
και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως 
ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
9.860,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 173.146,27 € και 64.853,72 € από ιδίους 
Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
νια τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 
137/24.8.1993). Η δε διαχείριση των «επί έλασσον» δα¬ 
πανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ.3 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάσταση της με παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3481/2006), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίηση 
του αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζετε σε 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι 
η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την 
υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλε¬ 
σης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης 
στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση 
δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης 
προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 17.7.2008, 




5782 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


από τα γραφεία του Δήμου, με την καταβολή 20,00 Ευρώ 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες Βασ. 
Μπαρμπούτη 2495350409). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλεί¬ 
εται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνι¬ 
σμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή 
παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Μακρυχώρι, 25 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 

Αριθμ. 1814 

Ο Δήμαρχος Δαύλειας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 2229/1995, το π.δ. 
286/1994, τον ν. 2372/1996, το π.δ. 402/1996, το π.δ. 210/1997, 
τον ν. 2741/1999, το π.δ. 218/1999, τον ν. 2940/2001, τον 
ν. 3021/19.6.2002 (Φ.Ε.Κ. 143Α72002) την απόφαση υπ’ 
αριθμ. Δ17α/07/53/Φ.Ν402/16.7.2002, τον ν. 3212/2003 και 
τον ν. 3263/2004, ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α722.2.2005), ν. 
3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α72.8.2006), ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 
Α720.3.2007) και ν. 3559/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 102/14.5.2007), η 
ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ», δαπάνης εργασιών 
59.663,87 Ευρώ και δαπάνης Φ.Π.Α. 11.336,13 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και από Πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 15.7.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα Γραφεία 
του Δήμου Δαύλειας ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ: 

• Α1, Α2,1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2,1η για 
έργα Η/Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2940/2001. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας δηλαδή στις 
11.7.2008 από τα γραφεία του Δήμου Δαύλειας. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε δέκα (10) Ευρώ. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ Ευρώ (1.189,00 €) η 
οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Δαύλειας. 

Β. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Ταχ. Δ/νση: ΔΑΥΛΕΙΑ 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 2261351406 

Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 2261351499. 

Ηλεκτρ/κή δ/νση (θ-πιαίΙ): αρρβίορουίουίίδάανίία.οοηη. 

Δαυλεία, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5851 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ: 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ¬ 
ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΓΚΏΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΤΗΛ. 2413506411. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ο τίτλος της μελέτης είναι η «ΜΕΛΕ¬ 
ΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» και ο τόπος της παροχής είναι το 
Δ.Δ. Γόννων του Νομού Λάρισας. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης Η σύμβαση πε¬ 
ριλαμβάνει Συγκοινωνιακές, Τοπογραφικές, Γεωλογικές 
και Περιβαλλοντικές εργασίες. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 

Α) Συνολική: 698.443,07 € (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 

α) 388.457,44 Ευρώ για τις μελέτες κατηγορίας 10 
(Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), 
β) 203.891,94 Ευρώ για τις μελέτες κατηγορίας 16 (Με¬ 
λέτες Τοπογραφίας), 

γ) 68.378,80 Ευρώ για τις μελέτες κατηγορίας 20 (Γέ¬ 
ωλο γικές Μελέτες), 

δ) 33811,55 Ευρώ για τις μελέτες κατηγορίας 27 (Πε¬ 
ριβαλλοντικές Μελέτες), 
ε) 3.903,33 Ευρώ γιο μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
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Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (12 

μήνες)· 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 13.968,86 Ευρώ (€) (αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανα¬ 
δοχές για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
34.922,15 Ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 
της σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 3316/2005. Η σύμβαση 
έχει ενταχθεί στο Μέτρο 6.4 «Μελέτες Ωρίμανσης και 
προετοιμασίας Δ' Π.Π.» και συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ με ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους 
με ποσοστό 20%. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

α) Ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού 
του άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του 
διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

στην κατηγορία μελέτης 10 πτυχία τάξεων Δ' ή Ε' 
(Μελέτες Οδοποιίας), 

στην κατηγορία μελέτης 16 πτυχία τάξεων Γ' ή Δ' 
(Μελέτες Τοπογραφίας), 

στην κατηγορία μελέτης 20 πτυχία τάξεων Γ' (Γεω¬ 
λογικές Μελέτες), 

στην κατηγορία μελέτης 27 πτυχία τάξεων Β' ή Γ' 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες), 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 


συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχο μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής: 

για την κατηγορία μελέτης 10 τουλάχιστον 1 στέλεχος 
με 12ετή εμπειρία και 1 στέλεχος με δετή εμπειρία και 
2 στελέχη με 4ετή εμπορία 

για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον 1 στέλεχος 
με 12ετή εμπειρία 

για την κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον 1 στέλεχος 
με 12ετή εμπειρία 

για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 στέλεχος 
με δετή εμπειρία 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να κάλυπτα συνολι¬ 
κά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπρα¬ 
ξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από 
τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και 
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%). 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης γιο παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών μέχρι 27.8.2008, έναντι καταβο¬ 
λής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50 Ευρώ. 
Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 
4.9.2008 και ώρα 11.00, κατά την οποία θα ανοιχτούν 
οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να 
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 180 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 
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βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες Οι προ¬ 
θεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των 
αντιστοίχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 25.6.2008 

Λάρισα, 25 Ιουνίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 6513 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ- 
ΝΕΙΟ» ύστερα από την 5η/21.2.2008 απόφαση Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, προκηρύσσει: 

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την για ανάδειξη 
αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Λογιστική υπο¬ 
στήριξη και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος», 
με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού Ευρώ 81.000,00 με Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.7.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προ- 
ηγουμένη εργάσιμη του διαγωνισμού 28.7.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 26.6.2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από το Γρα¬ 
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου καταβάλλοντας το 
ποσό των € 20 και κατά τις ώρες 12.00 με 14.00 μ.μ.. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών 
τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2008 


ΟΜΑΔΑ 4: Ένα (1) Ανάστροφο Μικροσκόπιο προϋπο¬ 
λογισμού 15.000 € με τον Φ.Π.Α. 

Συνολικός προϋπολογισμός: 134.500€ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από πιστώσεις του 
ΚΑ ΣΕ046000045 του Π.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαν- 
νίνων. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
24.7.2008 για όσους ενδιαφερομένους αποστείλουν 
προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο και την 25.7.2008 και 
ώρα 11.00 π.μ. για όσους καταθέσουν προσφορά με τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 25.7.2008, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 5% στην προϋπολογισθείσα δαπάνη) κάθε 
Ομάδας ειδών ήτοι: ΟΜΑΔΑ 1: 3.275 €, ΟΜΑΔΑ 2: 975 €, 
ΟΜΑΔΑ 3: 1.725 € και ΟΜΑΔΑ 4: 750 € (π.δ. 118/2007 
άρθρο 25 εδαφ. 4). 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, ότι θα προ¬ 
σκομίσουν τα απαιτούμενα από την παρ. 1 του άρθρου 
6 του π.δ. 118/2007. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίλη¬ 
ψης της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
στις 25.6.2008 και στον Ελληνικό Τύπο στις 26.6.2008. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι από¬ 
δειξης ή αντικαταβολής (γιο όσες διακηρύξεις θα στέλ¬ 
νονται ταχυδρομικώς) με την καταβολή ποσού εξήντα 
Ευρώ (60€) (απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.1991). 

Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το Τμή¬ 
μα Προμηθειών του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (από τη δημοσίευση μέχρι την προη¬ 
γούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), τηλ. 26510 
- 97.130-132 & 97.234, ΡΑΧ 97.001. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: όΙΙρ://\ΛΛΛ/\Λ/.υοί.Οι·/5θΐ'νίοθ3/ 
θοοηοηπίο/ευρρίίθε. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίδονται από τους 
αρμόδιους όπως κατά ΟΜΑΔΑ αναγράφονται στους 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της Διακήρυξης. 


Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 22014 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει: 

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων, για τις 
ανάγκες του κλινικοεργαστηριακού τομέα της Ιατρικής 
Σχολής ήτοι: 

ΟΜΑΔΑ 1: Μία (1) επιτραπέζια υπερφυγόκεντρος τε¬ 
λευταίας τεχνολογίας, προϋπολογισμού 65.500 € με 
τον Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 2: Μία (1) Πρέσα ΕγοποΙί προϋπολογισμού 
19.500 € με τον Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 3: Μία (1) μονάδα μικροχειρισμού και μεταφο¬ 
ράς, προϋπολογισμού 34.500 € με τον Φ.Π.Α. και 


Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2008 
Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 


(13) 


Αριθμ. 6328 

Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» με ανοικτή δημοπρασία και με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 4 παρ.4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός με απρόβλεπτα και 
Φ.Π.Α. 19% ανέρχεται σε 260.011,42 Ευρώ. Ο Προϋπολο- 
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γισμός δαπάνης εργασιών που δημοπρατούνται είναι 
218.496,99 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%) εκ των οποίων οι 
28.499,61 Ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Νέας Μά- 
κρης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 
15.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. 

3. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πε- 
ριβάλλοντος, ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού-Μελετών-Κα- 
τασκευής και Συντήρησης Έργων, Δημαρχείο Νέας Μά- 
κρης, Λ. Μαραθώνος 104, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005 ΟΠ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέ¬ 
χρι και την 10.7.2008 ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επό¬ 
μενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 30,00 Ευρώ στον ακόλουθο 
λογαριασμό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 9800176603-1, 
Δήμος Νέας Μάκρης. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. 
για τον διαγωνισμό, θα παρέχονται από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος, Τμήμα Προγραμ¬ 
ματισμού- Μελετών- Κατασκευής και Συντήρησης Έρ¬ 
γων, Δημαρχείο Νέας Μάκρης, στο τηλ. 2294050000. κα 
Χατζηϊωάννου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2, 1η για έργα 
Οικοδομικών, Α1, Α2,1η για έργα Ηλεκτρομηχανολογικών 
και Α1 (Κ/ΞΙΕΣ), Α2, 1η και 2η (εντός Νομού Έδρας) για 
έργα Οδοποιίας. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα ημερών 
(180) ημερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 4.369,94 Ευρώ (2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), πρέπει να 
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και να βεβαιώνε¬ 
ται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΕΜΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των ενενή¬ 
ντα 90 ημερολογιακών ημερών. 

Νέα Μάκρη, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. 6184 

Ο Δήμαρχος Καμείρου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών: 

«Σύμβουλος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Δήμου Καμείρου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 


160.000,00 € (Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με δικαί¬ 
ωμα επέκτασης 50%, σύμφωνα με το π.δ. 28/1980 και με 
την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 60/2007 
«Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ¬ 
βάσεων έργων - Οδηγία 2004/18/ΕΚ». 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τεχνική και επιστημονική υπο¬ 
στήριξη στον Δήμο Καμείρου, αφενός μεν στην παρα¬ 
κολούθηση της υλοποίησης και στο ομαλό κλείσιμο, 
των ενταγμένων και συγχρηματοδοτούμενων έργων και 
δράσεων της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 (Γ' 
ΚΠΣ), αφετέρου δε στον έγκαιρο προγραμματισμό, για 
την ένταξη, την διοικητική ωρίμανση και παρακολού¬ 
θηση της υλοποίησης έργων και δράσεων τα οποία ο 
Δήμος Καμείρου θα προτείνει για χρηματοδότηση και 
υλοποίηση στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 
(ΕΣΠΑ) 2007 - 2013. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα του Δήμου Καμείρου 
(Δημαρχείο, 851 06 Σορωνή), αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Λαός Ιωάννης), μέχρι τις 14.8.2008, ύστερα 
από σχετική έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία τους, καθώς και υποχρεω¬ 
τικά αριθμός τηλεφώνου και ΐαχ επικοινωνίας και την 
καταβολή ποσού δέκα (10) Ευρώ στο ταμείο του Δήμου 
Καμείρου. 

2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
πρέπει να υποβληθούν στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Καμείρου, (Δημαρχείο, 851 06 Σορωνή), μέχρι την 
19.8.2008, ημέρα Τρίτη, ώρα Ελλάδος: 10.00. 

Η υποβολή των προσφορών είναι δυνατόν να γίνει είτε 
αυτοπροσώπως από εκπρόσωπο του συμμετέχοντος, 
είτε με ταχυδρομείο, είτε με ταχυμεταφορά. Σε κάθε 
περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη 
υποβολή του φακέλου στο πρωτόκολλο του Δήμου Κα¬ 
μείρου, φέρει ο υποψήφιος. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Καμείρου (Δημαρχείο, 851 06 Σορωνή) στις 19.8.2008, 
ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 
είναι η 10.00. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν κα¬ 
ταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους 
ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), ανα¬ 
βάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος, επό¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι 
συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα 
και ώρα της νέας συνεδρίασης. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στον υποψήφιο που 
θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, σύμφωνα με το π.δ. 60/2007. Κρι¬ 
τήρια ανάθεσης θα είναι η πληρότητα και αρτιότητα 
της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της 
σύμβασης (40%) και η Οργανωτική αποτελεσματικότητα 
της ομάδας παροχής της υπηρεσίας (60%). Οικονομικές 
προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 20% του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, θα απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
είναι δυνατόν να ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις για τη 
σύνθεση της προσφοράς. 

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και έχουν: 

• αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδι- 
κευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, 
στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των υπη¬ 
ρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και 
ελέγχου έργων που χρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά 
Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλες συναφείς δραστηριότητες 
με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. Το κριτήριο αυτό 
θεωρείται ότι καλύπτεται όταν στο διάστημα των τριών (3) 
τελευταίων ετών έχουν υλοποιηθεί τρεις (3) τουλάχιστον 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών παρόμοιων με την υπό 
ανάθεση, με συνολική αθροιστικά αμοιβή ίση τουλάχιστον 
με το ποσό της συνολικής προβλεπόμενης αμοιβής της 
παρούσας διακήρυξης (δηλαδή τουλάχιστον 160.000 €.). 

• Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά 130 9001:2000. 

• και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα δι- 
καιολογητικά συμμετοχής, όπως αναλύονται στην πα¬ 
ράγραφο Β.2.3 της διακήρυξης. 

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημέ¬ 
να στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δρα¬ 
στηριότητα στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο 
του έργου. 

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί 
και ένα μέλος αυτών να πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφους Β.2.1.1 της παρούσας. 

• Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται 
να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατη¬ 
ρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση, 
στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του 
έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του 
κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα 
μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
για την εκτέλεση του έργου. 

• Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα 
ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προ¬ 
σφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώ¬ 
σεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιο- 
λογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους 
σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν 
σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους 
νομιμοποιεί για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών 
υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης τους. Επίσης θα πρέπει να ορί¬ 
σουν αντίκλητο προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι 
κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς 
τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο 
αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 
εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του ανα¬ 
θέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 

• Η Ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω στελέχη: 

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής, 1 θετής του¬ 
λάχιστον εμπειρία, στη διαχείριση ΕΠ του ΚΠΣ, εκπό¬ 


νηση Σχεδίων Δράσης, Προετοιμασία και σχεδίασμά 
Κοινοτικών Προγραμμάτων, εμπειρία στην οργάνωση και 
λειτουργία ΟΤΑ. Δύο Στελέχη (Μηχανικό0 Έργων Υπο¬ 
δομών, δετής τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση ΕΠ 
του ΚΠΣ, προετοιμασία ΤΔΕ, γνώση διαχείρισης έργων 
υποδομών, λειτουργίες ΟΠΣ, γνώση λειτουργιών ΟΤΑ. 

Στέλεχος Υποστήριξης / ανάπτυξη - τήρηση Φακέλων 
Έργων, δετής τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση ΕΠ 
ΚΠΣ, ΟΠΣ, τυποποιημένοι φάκελοι ΚΠΣ. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (8.000,00 €), που θα συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 1 του προσαρτήματος I της προκήρυξης, θα 
απευθύνεται προς τον «Δήμο Καμείρου» και θα έχει 
ισχύ τουλάχιστον εκατόν πενήντα (Ιδθ) ημερών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ¬ 
σφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες. 

δ. Η σύμβαση παροχής της υπηρεσίας χρηματοδοτεί¬ 
ται από ίδιους πόρους. Δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καμείρου. 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι¬ 
κειμένου της σύμβασης καθώς και ο χρόνος ολοκλή¬ 
ρωσης της παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού 
συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει παράταση της σύμβασης που δεν μπορεί 
να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής 
συμβατικής αμοιβής. 

8. Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, απεστάλη για 
δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ, στο Φ.Ε.Κ., 
στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στο συμπλήρωμα της 
επίσημης Εφημερίδας της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμ¬ 
φωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 του 
ν. 3316/2006). 

Σορώνη, 2δ Ιουνίου 2008 

Ο Αντινομάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. Οικ. 38979 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Γ ενική Διεύ¬ 
θυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί στις 28.7.2008, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. δημόσιο ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονο¬ 
μικά συμφέρουσα προσφορά, για το έργο «Ανάπτυξη 
και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε 
διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων 
της Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ, με παράλληλη κάλυψη των κριτηρίων 
της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων 
της Δ' προγραμματικής περιόδου και τη χρήση του προ¬ 
τύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων», αριθμός Διακήρυξης 9/2008, Προϋπολο¬ 
γισμού 46.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Τόπος παροχής Υπηρεσίας: Οι εγκαταστάσεις της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών. 

Γλώσσα: Ελληνική. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ημερομηνία - ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 
28.7.2008, Ημέρα Δευτέρα, Ώρα μέχρι 10.30 π.μ. 

Νομαρχία ΑΘΗΝΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127, 11524 ΑΘΗΝΑ, 
Πρωτόκολλο Υπηρεσίας, 4ος Όροφος, Γραφείο 417 μέχρι 
και τις 25.7.2008 και ώρα 13.00 μ.μ. 

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προ¬ 
σφορές κατατίθενται από τις 10.00 π.μ. μέχρι και την 
10.30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολό¬ 
γησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Κηφισίας 125-127, ΤΚ 
11524 Αθήνα 7ος όροφος, γραφείο 722-725). 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο Β.2.2. της Διακήρυξης υπ’ 
αριθμ. 9/2008. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζό- 
μενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκρι¬ 
μένα έως και τις 25.11.2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της Διακήρυξης με το Φ.Π.Α., ήτοι 2.250,00€ 
και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Οικονομικό Τύπο την 27.06.2008, ημέρα Παρα¬ 
σκευή. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κηφισίας 125-127, 7ος όροφος, 
γραφείο 712, τηλ. 210 6984025, φαξ 210 6384311. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΜΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Η 3748 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αχάίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. ΒΙΠΕ - Σου- 
δενέϊκα - Σαντομέρι - Πόρτες - Σύνορα Ν. Ηλείας» με 
προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ μετά του Φ.Π.Α. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 262.483,43 δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας στην Πάτρα Κό¬ 
ρινθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την 
κατηγορία έργων Οδοποιίας και τάξεις Α2,1η, 2η, 3η. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. (* ως ο νόμος ορίζει) κατά τις σχετικές διατάζεις 
του ν. 1418/1984 και του ν. 2229/1994 καθώς και της υπ’ 
αριθμ. ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 και Δ170/03/74/ΦΝ 


312/16.12.1994 απόφασης Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα 
π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 368/1994 καθώς και 
των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12 % επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ κωδ. 
080523. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.250,00 Ευρώ και με 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327, 2ος όροφος 
μέχρι και τις 17.7.2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπουλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρνιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας. 

Πάτρα, 25 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ 

Αριθμ. 948 

Ο Δήμαρχος Αχελώου διακηρύσσει τη 22.7.2008 με 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) η επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΜΑΡΑ¬ 
ΘΟΥ ΚΑΙ Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτη- 
σης 80.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (Δαπάνες 
εργασιών 48.576,00 ευρώ, ΓΕ & ΟΕ 8.743,68 ευρώ, Απρό¬ 
βλεπτα 8.631,94 ευρώ, Αναθεώρηση 1.275,27 ευρώ, Φ.Π.Α. 
12.773,11 Ευρώ). Αριθμ. Μελέτης 205/2007. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αχελώου τη Τρίτη 22.7.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών 10.00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ- 
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μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 

.με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 

του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.319,03 Ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή 
θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα διακόσια δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Αχελώου με έδρα τα Βραγκιανά - Δημαρ¬ 
χείο ταχ. κωδ. 43066 τηλ. 2445031484 ίαχ 24450 32236 
ο-ιτιαίΙ ά.3άβΙοου@Ι<Θρ.9ον.9ΐ· που οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το 
στάδιο της δημοπράτησης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24.8.1993). 


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και την ημέρα Πέμπτη 17.7.2008 από τα γραφεία 
του Δήμου Αχελώου, και από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Καρ¬ 
δίτσας πληροφορίες τηλ. 2441079837 με την καταβολή 
επτά (7,00) ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, 
ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Βραγκιανά, 23 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΥΛΗΣ 

Αριθμ. 18894 

Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης, Νομού Θεσσαλονίκης 
προκηρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή Δη¬ 
μοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την 
Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985), κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: «ΔΙΑ¬ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 11ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕ¬ 
ΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού κατά τη μελέτη 120.000,00 ευρώ, (εκ των οποίων 
12.966,09 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες. 1.433,63 ευρώ 
για αναθεώρηση και 19.159,66 ευρώ για Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα σχολικής 
στέγης της Ν.Α.Ο. και από το Δήμο Σταυρούπολης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα (Καραολή και Δημητρίου 1). Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία θα γίνει στις 22.7.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. 

Η δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

21.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκατε¬ 
στημένες στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (Ε.ΟΧ.) ή στα κράτη -μέλη που έχουν 
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υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Θ.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 
(Φ.Ε.Κ. Α' 139/27.8.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΘΡΑ) 
του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος μέλος 
που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ή τέλος 
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., ως ακολούθως: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 

α) Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
έργων. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις ανωτέρω τάξεις του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας εφόσον ανήκουν στην: 

α) Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
έργων. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ν. 3263/2004 καθώς 
και με τις παρακάτω διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και 
αποφάσεων όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα: οι διατάξεις του π.δ. 609/1985, 
του π.δ. 171/1987, του ν. 1418/1984, του ν. 2229/1994, του 


ν. 2372/1996, του ν. 2940/2001 και του ν. 3212/2003, καθώς 
και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και διατάξεις που 
αναφέρονται στην Αναλυτική διακήρυξη και στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης αύλειου 
χώρου (περίφραξη, χώροι πρασίνου, χώρος παιδικής 
χαράς, κιόσκι και πέργκολες), στο 11ο Νηπιαγωγείο 
Σταυρούπολης που βρίσκεται στην οδό Ψαρρών στην 
περιοχή Ομόνοια. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 1.990,00 
Ευρώ, ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου 
χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., η οποία θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Σταυρούπολης Νομού Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νά ενημερώνονται σχετι¬ 
κά και νά παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σταυρούπολης, Καραολή Λ Δημη- 
τρίου με Πλαστήρα, Πληροφορίες Παντούδης (τηλ. 2313- 
302903, Τεχνική Υπηρεσία 2ος όροφος), όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μέχρι και την 10.7.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθμ. 6101 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 
τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των π.δ. 609/1985, 
171/1987, και 218/1999 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 
13/2008 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτί¬ 
ας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός Τ. Δ. Ξηρολόφου και Αμπελιάς Δήμου 
Παραμυθιάς», Προϋπολογισμού: Εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ, 217.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολο- 
γικών εργασιών με προϋπολογισμό: Εκατόν ογδόντα 
μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα 
λεπτά 181.721,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» με το ποσό 158.000,00 € και από πιστώσεις του 
Δήμου Παραμυθιάς με το ποσό των 59.000,00 €. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15.7.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η, τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.635,00 € (ποσοστό 
2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Παραμυθιάς και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο 
ποσοστό του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ 
ΦΝ437 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παραμυθιάς και θα 
επικυρωθεί από την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Νομού Θεσπρωτίας - Τμήμα Τοπικής Αυ¬ 
τοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ¬ 
σεων κ,λπ.) από την έδρα του Δήμου στην Παραμυθιά Ν. 
Θεσπρωτίας, μέχρι τις 10.7.2008. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26660 22000, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26660 24155, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Τερέζα Τάτση. 

Παραμυθιά, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΩΖΙΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΗΔΟΝΟΣ 

Αριθμ. 3383 

Ο Δήμαρχος Ανθηδόνος διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή τον 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΗΔΟΝΟΣ» 


που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) τους όρους 
της διακήρυξης. 

Προϋπολογισμού: 1.026.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
15.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση προσφορών στα γραφεία του Δήμου Ανθηδό¬ 
νος, Ευαγγέλου Κοντογιάννη 5, Δροσιά τηλ. 2221062179 
και ΙθΙοΐαχ: 2221099666). Η οικονομική προσφορά των δι- 
αγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του άρθρον 4, παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
1η ή 2η ή 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας Νομού για έργα 
κατηγορίας υδραυλικών και εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η 
ή 2η τάξη (για τις εντός ή ενός όμορου νομού) για έργα 
κατηγορίας πρασίνου και Α2 ή 1η ή 2η (για τις εντός ή 
ενός όμορου νομού) για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας υδραυλικών και πρασίνου και οδοποιίας, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 056/3 (ΠΕΠ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) με ποσό 1.026.000,00€. Η συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες. 

Η εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται στο ποσό των 17070,84€, απευθύνεται στο Δήμο 
Ανθηδόνος και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπα οικο¬ 
νομικής προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες πα¬ 
ρέχονται από το ΔΗΜΟ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ (οδός ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5, ΔΡΟΣΙΑ, Πληροφορίες ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΣΑΛΑ 
τηλ.: 221062179 ΐαχ: 222109966), ώρα 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 
και μέχρι και την Πέμπτη στις 10.7.2008 αφού καταβληθεί 
το ποσό των 10 Ευρώ. (Τα έξοδα αναπαραγωγής της.) 

Δροσιά, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Αριθμ. 3958 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ διακηρύττει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5x5» με 
προϋπολογισμό 56.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 46.816,50 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 10.7.2008 πριν τη δημοπρασία. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α'. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ΐεχ 
επικοινωνίας 28310 22864, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ, στον οικισμό ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ του 
Ν. Ρεθύμνης, την 15.7.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 22.7.2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 


εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους 950 € που θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο ΑΝΩΓΕΙΩΝ και ισχύος τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες. 

Η πίστωση προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου ΑΝΩΓΕΙΩΝ. 

Ανώγεια, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 3402 

Ο Δήμαρχος Αμαρυνθίων, προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσε¬ 
ων, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις ομάδες 
εργασιών της μελέτης και ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 4 παράγραφος 
4.β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004, για 
την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές-Γενική Ανακαίνιση 
Σχολικών Εγκαταστάσεων Γυμνασίου και Δημοτικών 
Σχολείων Τ.Δ. Γυμνό». 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός = 37.114,22 Ευρώ 
(χωρίς τον Φ.Π.Α.). 

(Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 59.933 
Ευρώ). 

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.7.2008, ημέρα Τρίτη, 
στα γραφεία του Δήμου ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορίο 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
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συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενη κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό του όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
ποοϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για τη κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3) Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, 
καθορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο 
προϋπολογισμό, δηλαδή, στο ποσά των «1.007,28» Ευρώ 
και πρέπει να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΑΜΑΡΥΝ- 
ΘΙΩΝ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο. 

- Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές. ΔΕΝ επιτρέπε¬ 
ται να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από διακό¬ 
σιες δέκα (210) ημέρες, 

4) Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής, με την καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσο προς 5% του προϋπολογισμού του έργου, 
(χωρίς τον Φ.Π.Α.), κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

5) Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 
με την παρ. 2 άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 


6) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, 
θα συμπληρώνονται επί του εντύπου που χορηγεί η 
Υπηρεσία (ΤΥΔΚ) ή ο Δήμος Αμαρυνθίων. 

7) Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 
115/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., όπως συντάχθηκε και θεω¬ 
ρήθηκε, και βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία της ΤΥΔΚ 
Ν. Εύβοιας και στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ. 

Αμάρυνθος, 18 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

-♦- 

(23) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αριθμ. Γ29/Γ/26 

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ διε¬ 
νεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με αντικείμενο 
την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή υλικού 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έτους 2008 της Δι¬ 
εύθυνσης Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/8/25.06.2008, ΦΠΥ 70/08. 

Προϋπολογισμός: 116.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις: 
31.7.2008, ημέρα Πέμπτη, μέχρι τις 11.00 π.μ., στο γρα¬ 
φείο 5 του 3ου ορόφου της Διεύθυνσης Προμηθειών 
και Χημ. Υπηρεσιών. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 27 και 28.6.2008 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο γραφείο 5, της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών - Αγ. Κων/νου 16 - Αθή¬ 
να, τηλ.: 210- 52 13 649, Κοψιά. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προμηθειών 
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 
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